कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासासाठी 
सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यासंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मविवि-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. ५ मे, २०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय क्र.मविवि-१२१६/प्र.क्र.१४४/ २८-अ, दि.९ मे, २०१८. 

२. शासन ज्ञापन क्र.बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१०२/२८अ, दि.१०.१२.२०१८. 

३. शासन ज्ञापन क्र.बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१०२/२८अ, दि.१६.०३.२०१९. 

४. शासन ज्ञापन क्र.बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.५४१/२८अ, दि.२१.०९.२०१९. 

५. शासन निर्णय क्र.मविवि-१२१६/प्र.क्र.१४४/२८-अ, दि.११ मार्च, २०२०. 

६. शासन ज्ञापन क्र.मविवि-१२१६/प्र.क्र.१४४/२८अ, दि.२९.१०.२०२०. 

७. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी, मुंबई यांचे अ.शा.पत्र क्र.मविविकं २०१७/प्र.क्र.१३८/भुसं१२४०, 
दि.२१.०२.२०२२. 

८. शासन ज्ञापन क्र.मविवि-१२१६/प्र.क्र.१४४/२८अ, दि.२१.०३.२०२२. 

९. मा.शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१८.०४.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

क्र.विचासं-११२२/प्र.क्र.१०/२८-अ, दि.२७.०४.२०२२. 


प्रस्तावना : 

कोल्हापूर विमानतळ मध्ये “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण” यांच्या अधिपत्याखाली येत 
असून या विमानतळावरुन “RCS”- उडान योजनेंतर्गत हवाई वाहतूक केली जाते. 

कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासासाठी झासन निर्णय दि. ९ मे, २०१८ अन्वये ५.८१ हे.आर. 
जमीन संपादनासाठी भूसंपादनापोटी होणाऱ्या रु.२५.०० कोटी खर्चास व १०.९३ हे. वन जमीनीच्या 
निर्वनीकरणासाठी रु.२.०० कोटी खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
कोल्हापूर विमानतळासाठी दि.११ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, आवश्‍यक असणाऱ्या 
२५.४९.९४ हे.आर.चौ.मी. (६४ एकर) जमीन भू-संपादनासाठी रु.२६/- कोटी असे एकूण कोल्हापूर 
विमानतळाच्या विस्तारीकरणांतर्गत भूसंपादनासाठी रु.५३/- कोटी इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २, ३, ४, ६ व ८ च्या शासन ज्ञापनांन्वये 
रु.५३.०० कोटी निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

कोल्हापूर विमानतळ हे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी विमानतळाचा विस्तार करणे 
आवश्यक असल्याने शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला ५.८१ व २५.९१ हे.आर 
जमिनीचे भू-संपादन करण्यासाठी “संपादन मंडळ” म्हणून प्राधिकृत केले आहे. 

कोल्हापूर विमानतळासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या २५.४९.९४ हे.आर.चौ.मी. (६४ एकर) 
जमीन भू-संपादनासाठी रु.२६/-कोटीस वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापी, सदर 
भूसंपादनासाठीचा निधी अंदाजे होता व त्यात भूसंपादनाच्या अंदाजित निधीमध्ये घरे, झाडे, तळाव 
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व इतर बाबींच्या मूल्यांकनाचा समावेञञा नव्हता. तथापि, आता संयुक्‍त मोजणी अंती मौजे मुडशिंगी 
BAS २५.४९.९४ हे.आर.चौ.मी. व मौज तामगांव येथील ०.३४.७५ हे.आर चौ.मी. क्षेत्राचे 
जमीनीच्या भूसंपादनासाठी खर्चात वाढ झाली असून इतर नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या 
बाबींच्या अनुषंगाने विवरणपत्र-अ प्रमाणे एकूण रु.२१२,२५,२५,६६०/- निधी आवश्‍यक आहे. 
यानुषंगाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने संदर्भ क्र.७ च्या पत्रान्वये केळेल्या विनंतीच्या 
अनुषंगाने कोल्हापूर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी रु.२१२,२५,२५,६६०/- निधीस सुधारित 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


३. कोल्हापूर विमानतळाचे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी विमानतळाचा विस्तार करणे 
MPA आहे. सबब, कोल्हापूर विमानतळाच्या मौजे मुडशिंगी येथील २५.४९.९४ हे.आर.चौ.मी. व 
मौज तामगांव येथील ०.३४.७५ हे.आर चौ.मी. क्षेत्राचे संपादन करावयाचे अनुषंगाने सुधारित 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील 
शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१८.०४.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. या 
प्रस्तावास Aare प्रदत्त समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

arate प्रदत्त समितीच्या दि.१८.०४.२०२२ रोजीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 

कोल्हापूर विमानतळासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या २५.४९.९४ हे.आर.चौ.मी. व ०.३४.७५ 
हे.आर.चौ.मी. करिता खालील नमूद “अ ब आणि क” बाबींचा विचार करुन नव्याने सुधारित 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. उपविभागीय अधिकारी करवीर यांना भूसंपादनासाठी वितरित करण्यात येणारी रक्‍कम 
रु.१९२,५३,६७,९८०/- 

ब. उपविभागीय अधिकारी करवीर, कोल्हापूर यांचा ३ टक्‍के आस्थापना शुल्क व इतर ३ 
टक्के सोईसुविधासाठी येणारी रक्‍कम रु.११,५५,२२,०७८ /- 

क. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या ,.मुंबईच्या ” या कार्यालयाचा आस्थापना 
खर्चाकरिता येणारी रक्‍कम रु.८,१६,३५,६०२/- . 


कोल्हापूर विमानतळासाठी वरील “अ ब आणि wea अनुषंगाने एकूण 
रु.२१२,२५,२५,६६०/- (अक्षरी रुपये दोनशे बारा कोटी पंचवीस लक्ष पंचवीस हजार सहाशे साठ 
फ़क्त) निधीस सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत असून यानुषंगाने कामाचा 
तपशील व खर्चाचे विवरणपत्र-अ सोबत जोडले आहे. 


२. या बाबतचा होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ 
विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) " 
या लेखाशीर्षातीलळ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली संबंधित आर्थिक वर्षात 
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उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा, व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच 


संचाळक, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०५०५११५२०६१३०७ असा आहे. हे 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रत , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M 3 h € 5 h Ki 5 3 n 2.5.4.1 00016 
Wavhal Sea erates 
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१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. अप्र मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्राळय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव( उद्योग), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
. अप्र मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव( महसूल), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

रः 


प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


१०.प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११.प्रधान सचिव, (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
१३.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकमहाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपन , मुंबई. 
१४.विभागीय कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई 
१५.महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
१७.उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०.निवड नस्ती. 
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विवरणपत्र-अ 
कोल्हापूर विमानतळासाठी कामाची तपशीलवार महिती विषयक विवरणपत्र 
अ.क्र तपशील संपादित करण्यात । संपादित करण्यात येणाऱ्या 
येणारे क्षेत्र क्षेत्राचा दर (रुपयात) 
(हे.आर मध्ये) 
।_०१ | ०२ ०२३ 1 ee 
०१ | मौजे मुडशिंगी येथील शेत जमीन १२.४४.९२ ८,८३,८९,३२०/- 
०२ | मौजे मुडशिगी येथील बिनशेती जमीन १.१४.८६ ४२,७९,६८०/- 
०३ «| मौजे मुडशिंगी येथील अनधिकृत बिनशेती | 4.43.02 ११,१७,१०,०४०/- 
जमीन 
०४ = | मौजे मुडशिंगी येथील रहिवाशी विभाग ७.३७.१४ १२,७३,७७,७९२/- 
०५ । मोजे तामगांव येथील शोत जमीन ०.३४.७५ २६,७९,९२०/- 
०६ | अ.क्र.१-२--३--४-५ नुसार येणारी एकूण 33,88,36,042/- 
रक्‍कम 
०७ । जमिनीच्या बाजार मुल्याला फॅक्टर १.५ ने ५०,१६,५५,१२८/- 
गुणल्याने येणारे मुल्य / किंमत 
०८ | विहिर / पाईपलाईन / बोअरचे मुल्यांकन १७,४६,३८०/- 
०९ | घरे / इमारती / इतर बांधकामाचे मुल्यांकन ९,४१,९८,०११/- 
१० | फळझाडांचे मुल्यांकन अप्राप्त 
११ | वन झाडांचे मुल्यांकन १,४४,०५७/- 
१२ | अ.क्र. ७५-८--९--१०--११ नुसार येणारी रक्‍कम ५९,७७,४३,५७६/- 
१३ | अधिक १०० टक्के दिलासा रक्‍कम ५९,७७,४३,५७६/- 
१४ । अ.क्र.१२५१३ नुसार येणारी रक्‍कम ११९,५४,८७,१५२/- 
१५ | अधिक २५ टकके प्रमाणे देण्यात येणारी रक्‍कम २९,८८,७१,७८८/- 
१६ । अ.क्र. १४--१५ नुसार येणारी रक्कम १४९,४३,५८,९४०/- 
१७ । नियंत्रित सत्ता प्रकाराची जमीन मोबदला २०,६४,५५६/- 
रक्कमेच्या Yo टक्के वजा करुन येणारी 
रक्‍कम 
१८ | जमिनी मालकांना देय असलेला एकूण १४९,२२,९४,३८४/- 
मोबदला रक्‍कम 
१९ | अंदाजित २५ टक्के वाढीव रक्‍कम ३७,३०,७३,५९६/- 
२० | लक्ष्मीवाडी पुनर्वसनासाठी ६,००,००,०००/- 
२१ | अ.क्र.१८--१९--२० नुसार येणारी एकूण रक्‍कम १९२,५३,६७,९८०/- 
२२ । उपविभागीय अधिकारी करवीर, कोल्हापूर ११,५५,२२,०७८ /- 
यांचा ३ टक्के आस्थापना शुल्क व इतर ३ 
टक्के सोईसुविधासाठी येणारी रक्‍कम 
२३ «| महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., ८,१६,३५,६०२/- 
मुंबईच्या” या कार्यालयाचा ४ टक्के 
आस्थापना खर्चाकरिता येणारी रक्‍कम 
२४ | अ.क्र.२१५२२-५२३ नुसार येणारी एकूण रक्‍कम २१२,२५,२५,६६०/- 
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